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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 241 

9 Μαίου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΓΕΑΣ 

Αριθμ. 2382 

Ο Δήμαρχος Τεγέας διακηρύσσει την επιλογή αναδό- 
χου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. άρθρο Α, παρ. 4β του 
ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για την εκτέλε¬ 
ση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και αντικατάσταση 
εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΤΑ Μαυρίκιου». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 


σε 150.000,00 ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 92.117,00 € 

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 16.581,06 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%) 16.301,94 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Δημοπρατούμενο αντικείμενο) 125.000.00 € 
Αναθεώρηση 1.050,42 € 

Απολογιστικές εργασίες αναδόχου € 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 23.949,58 € 


Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι Τ.Δ. Μαυρίκιου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης της Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Τεγέας στο Στάδιο Τεγέας του Ν. Αρκαδίας. Ως 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προ¬ 
σφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 27.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί 
είτε από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή 


περισσοτέρων προσφερόντων διαγωνιζομένων από το 
ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που προέρχονται οπό κρά¬ 
τη- μέλη της Ε,Ε„ του Ε,Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει την συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και 
της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993) 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩΔΕ., εφόσον 
ανήκουν στην τάξη Α2 και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
η Η/Μ. 

Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.0.Χ,), ή από 
Κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο- 
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λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικά ή Η/Μ με τις προϋποθέσεις παρ. 42 του άρ¬ 
θρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την Κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού. Θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 2.500,00 
ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται στον Δήμο Τεγέας 
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέ¬ 
πει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται την παρ. 1 του άρθρου 23 
του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να 
έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι μικρότερη 
των 210 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται 
σε 180 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ( 150) ημερο¬ 
λογιακές ημέρες. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3.4,5,6, 
7,8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται από το 
Δήμο Τεγέας με έδρα το Δ.Δ. Σταδίου (τηλ 2710-556321). 
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος), εφό¬ 
σον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν 
την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προ¬ 
σμετράτε η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης, Γ ια την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 10,00 ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ,π., στα 
γραφεία του Δήμου Τεγέας που διεξάγει το διαγωνισμό 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Πέμπτη 


22.5.2008. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 
με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Τεγέα, 2 Μαΐου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛ. ΒΟΣΝΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 

Αριθμ. 2666 

1. Ο Δήμαρχος Κρουσώνα Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ, με προ¬ 
ϋπολογισμό 98.211,00 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με 
προϋπολογισμό 15.866.04 € (δοπόνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ¬ 
ΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 5.897.29 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ με προϋπολογισμό 59.405,39 
€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσουν κ,λ.π) από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
οδός Αλμυρού 14 - 701 00 Ηράκλειο, ή από την έδρα 
του Δήμου Κρουσώνα, μέχρι τις 22.5.2008. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-27Β4 ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 2810-27Β455, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Ακριβοπούλου Μαίρη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.5.2008, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%)κατά κατηγορία 
εργασιών (περίπτ. άρθρου 7 του π.δ. 609/1985). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊστα- 
μένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα της Τ.Υ.Δ.Κ. (άΙΙρ^/ΙγάΚννΘόΐΊορ.ηβΙ) 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι η σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και 
άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοιο (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.623,50 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. Προκα¬ 
ταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Κρουσώνα. 

Ηράκλειο, 6 Μάίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗΣ 
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(3) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 


Αριθμ. 3264 

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες του 
Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

2. Την υπ’ αριθμό πρωτ: 11389/8.3.1993 υπουργική 
απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός». 

Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚΤ.2οςαρ. 

185/23.3.1993). 

3. Την υπ’ αριθμ. 41/2008 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής. 

4. Την υπ’ αριθμ. 38/2008 απόφαση Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου, διακηρύσσει ότι: 

Ο Δήμος Φαρκαδόνας εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό στις 26 Μα'ΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
πρωινή (λήξη προσφορών) (Σε περίπτωση που ο Δια¬ 
γωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί 
στις 2 Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πρωι¬ 
νή) στο Δημοτικό Κατάστημα με έγγραφες και ενσφρά¬ 
γιστες προσφορές για την προμήθεια: 

1. Πετρελαίου Θέρμανσης 

2. Πετρελαίου Κίνησης 

3. Βενζίνης Σούπερ 

4. Βενζίνης Αμόλυβδης. 

5. Βενζίνης Αμόλυβδης σούπερ. 

Με κριτήριο μόνο την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ με 
βάση την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του 
υλικού και για χρονικά διάστημα ενός έτους (12 μήνες) 
από την υπογραφή της σύμβασης Συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 77.000,00 € 

Το ποσοστό έκπτωσης (%) αναφέρεται στη νόμιμα 
διαμορφούμενη τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του 
υλικού την ημέρα παράδοσης του και που αντιστοιχεί 
στην ποιότητα και σε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά 
του. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού ήτοι: τρεις 
χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εννέα ευρώ (3.850,00 €). 
Πληροφορίες για τα παραπάνω μπορούν να λάβουν 
οι ενδιαφερόμενοι από τα Γραφεία του Δήμου όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορίες Μιμούλη 
Αθανάσιο και Πριτσιούλη Μαρία Τηλ.: 24330 26023-24. 

Φαρκαδόνα, 5 Μάΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΛΙΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ 


Αριθμ. 1293 

1. Η Κοινότητα Κέχρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση χώρων 
αναψυχής Οικισμών Κοινότητας Κέχρου» με προϋπο¬ 
λογισμό 13.381,67 (χωρίς ΦΠΑ. αναθεώρηση και απο¬ 
λογιστικά). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α. κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 6.238,61 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απολογιστικά). 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) και να προμηθευτούν θεωρημένο 
έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες) από την έδρα της υπηρεσίας Τ.Υ.Δ.Κ. του Ν. Ρο¬ 
δόπης Π. Τσαλδάρη 56-58 69100 Κομοτηνή μέχρι και 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία 
(Πέμπτη). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 

Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310-22960 ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 25310-37973. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3.6.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών) στο Κοινοτικό Κατάστημα Κέχρου. Εάν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ- 
σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με Ραχ ή 
τηλεφωνικώς πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την νέα 
ημερομηνία και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί 
να αναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας. 

4. : Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξη: Α1 
- 2η εντός Νομού και Α2 έως 2η για όλη την επικράτεια 
καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα 
κατασκευαστές δημοσίων έργων που έχουν το δικαίω¬ 
μα κατασκευής της αντίστοιχης κατηγορίας έργων και 
προϋπολογισμού ως και Εμπειροτέχνες κάτοχοι πτυχί¬ 
ων αντίστοιχης κατηγορίας β. Προερχόμενες από κρά¬ 
τη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). ή αττό κράτη που έχουν 
υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). 
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες σπό ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτέλεσα 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α. β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο όπ κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
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έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηιγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του ΜΕΕΠ νια έργα αντίστοιχης 
κατηγορίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρ¬ 
θρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας) (25). 

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κόινοπρακπκσο σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 269 Ευρώ κοα 
ισχύ τοολάχιοτον 210 (διακοσίων δέκα) ημερών αττό 
την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας (και των επα¬ 
ναληπτικών αυτής). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Κοι¬ 
νότητα Κέχρου. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
ΣΑΤΑ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή επιτροπή της Κοινότητα Κέχρου. 

Κέχρος, 6 Μάίου 2008 

Ο Πρόεδρος 

ΧΑΦΟΥΖ ΧΟΤΖΑ- ΑΠΤΟΥΛΚΑΔΗΡ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 

Αριθμ. 2344 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Γυθείου Ν. Λακωνίας διακη¬ 
ρύσσει ότι στις 27 του μηνός Μάίου του έτους 2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης 
προσφορών) θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός δια¬ 
γωνισμός με σφραγισμένες προσφορές που θα υπο¬ 
βληθούν με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία Δήμου Γυθείου 2008» 
προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 460.000 
€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 19%). 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του 
ν. 3263/2004, του ν. 1418/1984 και των εκτελεστικών των 
π.δ. (472/1985, 609/1985, 171/1987), των ν. 2940/2001, ν. 
2229/1994, ν. 3481/2006 και των συναφών Υπουργικών 
Αποφάσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., όπως ισχύουν. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Γ υθείου. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί των δημο¬ 
πρατούμενων εργασιών της μελέτης δηλ. το ποσό των 
7.725,00 € 


Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή εται¬ 
ρείες: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, 
εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκοσμίου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοιο με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν- 
δυοσμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων στην Α2 
τάξη του ΜΕΕΠ για έργα Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004 απαι¬ 
τούνται πρόσθετες Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης όταν 
το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12% (δώδεκα τοις 
εκατό). Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2008. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή 
υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας Δη¬ 
μαρχείο Γυθείου, μέχρι και την 22 Μάίου 2008. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27330 22989, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 27330 23813, αρμόδιος υπάλληλος νια επικοινω¬ 
νία ΚάτσαρηΈλενα. 

Γύθειο, 7 Μάίου 2008 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΑΡΑΚΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ 

Αριθμ. 4216 

1. Ο Δήμαρχος Κόφινα Νομού Ηράκλειου προκηρύσσει 
επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε 
ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης 
λιανικής τιμής του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης 
η οποία διαπιστώνεται από τα ισχύοντα δελτία πιστό- 
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ποίησης τιμών της Δ/νσης Εμπορίου του Νομού, για την 
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των 
μεταφορικών μέσων του Δήμου Κόφινα και για θέρ¬ 
μανση για το έτος 2008. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη 
της προμήθειας είναι 58.000,00 € με Φ.Π.Α. 19% και η 
χρηματοδότηση προέρχεται από ΕΣΟΔΑ. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29 του μήνα Μα'ίου 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 (ώρα λήξης αποδοχής των 
προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Κόφινα 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί και ενώσεις 
προμηθευτών (που υποβάλουν κοινή προσφορά) που 
ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλά¬ 
δα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο 
τους ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή 
της προσφοράς. 

Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να 
παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της 
ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα είναι 
στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείεται, θα 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ 
του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 2.900,00 €. Η 
εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνι¬ 
κή γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο 
νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό 
και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

4. Χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε 
ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και ο τόπος 
παράδοσης θα είναι το Δημοτικό κατάστημα του Δήμου 
Κόφινα ή το πρατήριο εντός της ευρύτερης περιοχής 
της έδρας του Δήμου. 

5. Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 
και διακήρυξης με τα παραρτήματα τα οποία αποτε¬ 
λούν αναπόσπαστο μέρος αυτής καθώς και πληροφο¬ 
ρίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου, στο Ασήμι τηλ, 
2893340200 (αρμόδιος Σταματάκη Μαρία). 

Ασήμι, 6 Μα'ίου 2008 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Αριθμ. 6884 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει σύμ¬ 
φωνα με την υπ’ αριθμ. 9η/8.4.2008 απόφαση Δ.Σ του 
Γ.Ν. Κορίνθου πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια 
Ραμμάτων Διάφορων ΚΑΕ 210/04/63/35/00 για διάφορες 
ποσότητες και με προϋπολογισμό δαπάνης 34.900,00 
€ συμπ. ΦΠΑ 

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας και τελικής 
επιλογής προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή βάσει 
δειγμάτων και τεχνικής περιγραφής του είδους. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ από αρμόδια επιτροπή στο Νο¬ 
σοκομείο. 


Κατάθεση προσφορών στο Πρωτόκολλο του Νοσο¬ 
κομείου μέχρι 26.5.2008 και ώρα 14:00 μ.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε σχετική πληροφορία 
μπορούν να απευθύνονται κάθε εργάσιμη ημέρα και 
ώρα(από 11:00 π.μ. -14.00 μ.μ.) στο τηλέφωνο: 2741361835 
(αρμόδια Κουτσουδάκη και Μαγκλάση). 

Για τη διάθεση του τεύχους διακήρυξης απαιτείται 
καταβολή ποσού 5,00 €. 

Η διενέργεια διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις 
των Νόμων 2286/1995, 2362/1995, 3329/2005 και 3527/2007 
και π.δ. 118/2007 

Κόρινθος, 7 Μα'ίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Αριθμ. 8 

Περίληψη διακήρυξης 8/2008 του έργου «ΕΞΟΠΛΙ¬ 
ΣΜΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 
της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Γειτνίασης Ελλάδα - Π.Γ.Δ.Μ. και στο 
Μέτρο 2.2.: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ¬ 
ΡΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ». 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊ¬ 
κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από 
το Ελληνικό Δημόσιο. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώ¬ 
ρινας, διεύθυνση: Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο) 53100 Φλώ¬ 
ρινα, τηλέφωνα: 23850 54500, ίαχ: 23850 54501, θ-πιαίΙ: 
ί9@1184.5γζθίχί3.9ον.9Γ 

2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγρά- 
φονται αναλυτικά στο τεύχος της προκήρυξης. 

3. Περιγραφή του έργου 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμή¬ 
θεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Λαογραφικών Συλ¬ 
λογών του Νομού Φλώρινας. Τα υπό προμήθεια είδη 
εντάσσονται σε δύο ομάδες: 

Α. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

Β. Εξοπλισμός έκθεσης - τεκμηρίωσης 

όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της προ¬ 
κήρυξης. 

4. Διαδικασία διαγωνισμού: θα ακολουθηθεί η διαδι¬ 
κασία του ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύ¬ 
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

5. Τόπος εγκατάστασης εξοπλισμού: Λαογραφικές 
Συλλογές Νομού Φλώρινας. 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και Κοινοπραξίες ή 
Ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. Τα φυσικά 
πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή των χωρών του Ε.Ο.Χ. 
και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή 
του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα 
πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την 
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καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του 
κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προ¬ 
σώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις προϋ¬ 
ποθέσεις που ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Β. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί: 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγου- 
μένης παραγράφου. 

• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς 
του Δημοσίου με απόφαση αρμοδίων Υπουργείων. 

• Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δη¬ 
μόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπη¬ 
ρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί 
δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν 
υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 

Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήπο- 
τεαπό τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου 
αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

7. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 
152.644,80 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%. 

8. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο δια¬ 
γωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, 
της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ 
ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ. Για όσους καταθέσουν προσφορά 
για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών η εγγύηση 
συμμετοχής ορίζεται σε 7.632,24 ευρώ. Γ ια όσους κατα¬ 
θέσουν προσφορές σε τμήμα της προμήθειας, δηλαδή 
επί του συνόλου των ειδών ανά ομάδα, η εγγυητική συμ¬ 
μετοχής ορίζεται ως εξής: για την Ομάδα Α: Ηλεκτρονι¬ 
κός εξοπλισμός ίση με 3.225,07 € και για την Ομάδα Β: 
Εξοπλισμός έκθεσης - επίπλωσης ίση με 4.407,17 €. 

9. Προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας: Η προμή¬ 
θεια πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι ενενήντα (90) ημέρες 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

10. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

11. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

12. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

13. Μερική υποβολή προτάσεων: Οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό δύνανται να καταθέσουν προσφορά για το 
σύνολο του προκηρυσσόμενου εξοπλισμού ή για τμήμα 
της προμήθειας, δηλαδή επί του συνόλου των ειδών ανά 
ομάδα, είτε για την Ομάδα Α: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, 
είτε για την Ομάδα Β: Εξοπλισμός έκθεσης - επίπλωσης. 

14. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την 
Προκήρυξη και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν από το 
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας: Πτολεμαίων 1 
(Διοικητήριο) 53100 Φλώρινα, τηλέφωνα: 23850 54500, 
ίαχ: 23850 54501, β-πιαίΙ: ί9@1184.5γζθΐχί5.9ον.9Γ. Πληρο¬ 
φορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

15. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συ¬ 
νεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας που βρίσκεται στον 
ημιώροφο του κτιρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Φλώρινας. Η λήξη υποβολής των προσφορών είναι στις 
11.6.2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μ.μ. και αμέσως 


μετά στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει η αποσφράγιση 
των προσφορών. 

Φλώρινα, 2 Μάΐου 2008 
Η Αντινομάρχης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 

Αριθμ. 15140 

Ο Δήμαρχος Εύοσμου, Νομού Θεσσαλονίκης προκη¬ 
ρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή Δημοπρασία, 
σύμφωνο με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση 
Δημοσίων Έργων, και υπό τις προϋποθέσεις του ν. 
3263/2004 με σύστημα προσφοράς με επιμέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομα- 
λότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του π. δ/τος 609/1985, (περίπτ, β της 
παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984), για την ανάδειξη 
του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή 
και εξοπλισμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στα ΤΕΕ 
του Δήμου Ευόσμου» συνολικού προϋπολογισμού κατά 
τη μελέτη 160.000,00 €, εκ των οποίων για εργασίες 
97.128,50 €, για Ε.Ο(18%) 17.483,13 €, απρόβλεπτες δα¬ 
πάνες (15%) 17.191,74 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 2.650,41 
€ και για Φ.Π.Α. (19%) 25.546,22 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτι¬ 
σμού μέσω του προγράμματος ΘΗΣΕΑ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13.5.2008 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στη 
Διεύθυνση Μελετών καιΈργων Εύοσμου Μαιάνδρου 98 
- Τ. Κ. 562 24, Τηλ. 2310/ 559-253). Αν για οποιονδήποτε 
σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 13.5.2008, 
τότε θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθο¬ 
ρίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή η οποία θα 
γνωστοποιηθεί με ίαχ πέντε(5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Ελληνικές και Αλ¬ 
λοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (ατομικές επιχει¬ 
ρήσεις ή εργοληπτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες αυ¬ 
τών) εγκατεστημένες στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε) ως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθ. 15 του 
ν. 1418/1984 ήτοι: «Την κατασκευή δημόσιων έργων, επι¬ 
τρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που 
είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στην αντίστοιχη με το έργο κα¬ 
τηγορία και τάξη εγγραφής, καθώς και οι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις» (αντικ. 
του μέσα σε πρώτου εδαφίου της παρ. 1 από την παρ. 
1 του άρθρου 4 του ν. 2229/1994, ΦΕΚ 138 Α'). 

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι ατομικές ή εται¬ 
ρείες οποιοσδήποτε νομικής μορφής ή συνεταιρισμοί, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στη παρ. 8 του άρθρου 16 του 
παρόντος. Το ΜΕΕΠ τηρείται στο Υπουργείο Δημοσίων 
Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 16 για την παρακολούθη¬ 
ση της τεχνικής και οικονομικής ικανότητας των εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναλαμβάνουν 
την εκτέλεση δημόσιων έργων. Με π.δ. καθορίζονται οι 
περιπτώσεις μικρών έργων την κατασκευή των οποίων 
μπορεί να αναλάβουν επιχειρήσεις που δεν είναι εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ, ως ακολούθως: 
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Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις». 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και ΑΝΩ για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην Α1 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
η της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με την την Α1 τάξη και ΑΝΩ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΩΝ, την Α1 τάξη και ΑΝΩ για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες σπό κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ, του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Γ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 609/1985, π.δ. 171/1987 
του ν. 1418/1984, του ν. 2229/1994, του ν. 2372/1996, του ν. 
2940/2001 και των π.δ. 402/1997 και 210/1997 περί εκτέλε¬ 
σης δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώ¬ 
θηκαν και ισχύουν σήμερα και τις σχετικές εγκυκλίους, 
καθώς και τον ν. 3263/2004, καθώς και σύμφωνα με τους 
λοιπούς όρους και διατάξεις που αναφέρονται στην 
Αναλυτική διακήρυξη και στα τεύχη δημοπράτησης. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 
2.640,00 € ΕΥΡΩ, ήτοι 2% της προϋπολογιζόμενης δαπά¬ 
νης του έργου χωρίς τη δαπάνη αναθεώρησης και του 
Φ. Π.Α, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Ευόσμου 
Νομού Θεσ/νίκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και 8.5.2008 ημέρα Πέμπτη από τα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, οδός Μαιάνδρου 
98 τ.κ. 562 24 Εύοσμος (πληροφορίες Χριστίνα Θεοχόρη 
τηλ 2310-559.253), με την καταβολή 10 € πρώτα στην 
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου η οποία βρίσκεται στο 
Δημαρχείο του Εύοσμου Π. Μελά 24 (1ος όροφος ώρες 
λειτουργίας 7:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ.). 

Εύοσμος, 2 Απριλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Αριθμ. 1107 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου διενεργεί ανοι¬ 


κτό τακτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για 
την υλοποίηση της Ενέργειας 1.2. «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ¬ 
ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» του Έργου: «Ε-πιβι-ΚβΙ 
- ραΐίι Ε4: Δι@δικτυακές διαδρομές στο μονοπάτι Ε4 
(Ρέθυμνο-Πάφος-Λάρνακα)», το οποίο εντάσσεται στην 
Κοιν. Πρωτ, ΙπΙθιτθο ΜΙΑ Ελλάδα- Κύπρος και χρημα¬ 
τοδοτείται κατά 75% από το ΕΤΠΑ και κατά 25% από 
Εθνικούς Πόρους, 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Υλοποίηση της Ενέργειας 1.2 
«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» 
τουΈργου: «Επΐ3ΐ1<θΙ - ραΐίι Ε4: Δι@δικτυακές διαδρομές 
στο μονοπάτι Ε4 (Ρέθυμνο-Πάφος-Λάρνακα)». 

Ο προϋπολογισμός είναι 108.821,00 ευρώ, η ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών είναι 26.5.2008 και ώρα 
12:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 
27.5.2008 και ώρα 12:00. 

Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών του Διαγωνι¬ 
σμού είναι μέχρι έξι (6) μέρες πριν την ημερομηνία λήξης 
της υποβολής των προσφορών. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ, δηλ. 5.441,00 
ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν 
τα τεύχη του διαγωνισμού από τη Δ/νση Οικονομικού 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου (αρμόδιοι 
υπάλληλοι Χαιρετάκη Γεωργία, Σταγάκη Ειρήνη, Βρο- 
ντάκη Ευαγγελία). Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από 
την προσφορά είναι εκατό είκοσι (120) ημέρες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίδονται στο τηλ.: 0831088714, ίαχ: 0831052824 αρ¬ 
μόδιος υπάλληλος Εύα Βροντάκη, διεύθυνση Πλ, Ηρώων 
Πολυτεχνείου Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη. 

Ρέθυμνο, 23 Απριλίου 2008 

Ο Νομάρχης 
Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 

Αριθμ. 2041 

Ο Δήμαρχος Αρτεμισιών Νομού Ζακύνθου διακηρύττει 
ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418 του π.δ. 609/1985 καθώς 
και τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποι¬ 
ήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις 
του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και 
συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/985 και τον ν. 
2229/1994, τον ν. 3263/2004, ως επίσης και των Δ/των και 
Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του 
ν. 1418/1984 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δη- 
μοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 85/1995, 
για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 

ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΟΜΙΡΙΟΥ 

Προϋπολογισμού Δαπάνης 70.000 ευρώ (με ΦΠΑ 
19%) 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 10η Ιουνίου 2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Αρτεμισιών (Μαχαιράδο Ζα¬ 
κύνθου, τηλ. 2695360202, Ραχ 2695092502). 
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Αν για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονος θα επανα- 
ληφθεί την επόμενη Τρίτη 17 Ιουνίου 2008 και ώρα 10:00 
(λήξη προθεσμίας). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2,1η 
για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εργοληπτικές κοινοπρα¬ 
ξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ 
ΦΝ294/18.3.1985. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 1.176 
ευρώ και θα απευθύνεται προς Δήμο Αρτεμισιών Νομού 
Ζακύνθου. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα 
γραφεία του Δήμου Αρτεμισιών Νομού Ζακύνθου κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην 
παραπάνω διεύθυνση και στο τηλέφωνο 2695360202. 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 

Αριθμ. 1962 

1.0 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΟΛΟΚΛΗ¬ 
ΡΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Δ. ΚΑΛ- 
ΛΙΦΩΝΙΟΥ, με προϋπολογισμό 121.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών, α) 
κατηγορία οικοδομικά -Η/Μ, με προϋπολογισμό 100.478,48 
€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας 
Τ.Υ.Δ.Κ. Καρδίτσας, μέχρι τις 22.5.2008. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 2441352509, ΡΑΧ επικοινωνίας 2441352518, 
αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου Καλλιφωνίου για επι¬ 
κοινωνία Δημήτριος Κωστάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.5.2008, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ώρα λήξης της υποβολής 
προσφορών και με το σύστημα υποβολής προσφορών 
σύστημα ανοιχτής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 εδ. Β του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. (Δηλαδή σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες σε ακέραιες μονάδες επί του ποσού του προ¬ 
ϋπολογισμού, δεν επιτρέπονται μηδενικές ή αρνητικές 
εκπτώσεις άρθρο 5 παρ. 3 του π.δ. 609/1985). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Οι¬ 
κοδομικά σε κοινοπραξία με Α1 και άνω για έργα Η/Μ. 

β) Για τις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να συμμε¬ 
τέχουν και εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες 
στα Νομαρχιακά Μητρώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης Δ17α/04/50/ΦΝ430 
της 2.10.2001. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.009,57 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 


γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου 
Καλλιφωνίου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Καλλιφωνίου. 

Καλλιφώνι, 6 Μαΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΤΑΡΕΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 


Αριθμ. 3260 

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας 

Έχοντας υπόψη: 

1- Τις διατάξεις του π.δ. 28 /1980 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα. 

2. Την υπ’ αριθμ. 40/2008 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής. 

3. Την υπ’ αριθμ. 63/2008 απόφαση Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου, διακηρύσσει ότι: 

Ο Δήμος Φαρκαδόνας εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό στις 27 Μαΐου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 .00 με¬ 
σημβρινή (σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγο¬ 
νος ή ασύμφορες θα επαναληφθεί στις 3 Ιουνίου 2008 
και ώρα 12.00 μεσημβρινή στο Δημοτικό Κατάστημα 
Φαρκαδόνας με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφο¬ 
ρές για την ανάδειξη εργολάβου για την «Καθαριότητα 
Δημοτικών καταστημάτων των Δ.Δ. του Δήμου». 

Σκοπός της δημοπρασίας είναι η ανάδειξη εργολάβου 
εκτέλεση εργασιών για: 

- τον καθαρισμό του Δημοτικού Καταστήματος, του 
ΚΕΠ και του παλαιού Δημαρχείου Φαρκαδόνας, 

- τον καθαρισμό των Δημοτικών καταστημάτων των 
Διαμερισμάτων του Δήμου και, 

- τον καθαρισμό των γραφείων όπου στεγάζονται τα 
αγροτικά Ιατρεία (εντός των Δημοτικών Καταστημάτων 
των διαμερισμάτων) 

- Για την αντιμετώπιση των παραπάνω εργασιών η 
απασχόληση του εργολάβου θα είναι καθημερινή εκτός 
Κυριακών, αργιών και εορτών. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για όλες τις παραπά¬ 
νω εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 € με 
Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
850,00 € (5% επί του προϋπολογισμού) και βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας. Η δε εγγύηση καλής εκτέ¬ 
λεσης, η οποία αντικαθιστά την εγγύηση συμμετοχής με 
την υπογραφή της σύμβασης, είναι ίση προς το 5% του 
προϋπολογισμού των εργασιών χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα που 
έχουν σχετική εμπειρία σε παρεμφερείς εργασίες για να 
μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία, παρουσιαζόμε- 
νοι αυτοπροσώπως. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση έγγραφων στοιχείων (Συμφωνητικά, βεβαι¬ 
ώσεις καλής εκτέλεσης) από φορείς του Δημοσίου. 

Πληροφορίες για τα παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία 
του Δήμου Φαρκαδόνας όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
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ώρες, πληροφορίες στα τηλέφωνα 24330 - 29023-29024 
Πριτσιούλη. 

Φαρκαδόνα, 5 Μα'ΐου 2008 
Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΜΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 
Αριθμ. 6154 

Η Δήμαρχος της Νέας Ερυθραίας, διακηρύττει ότι θα 
διεξαχθεί δημόσια ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με το 
σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης (παρ. 4α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 και το ν. 3263/2004) για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ» 

Προϋπολογισμού 25.210,42 € πλέον Φ.Π.Α. 19% 4.789,98 € 

Ο διαγωνισμός θα, γίνει την 27η Μα'ΐου του έτους 
2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής 
προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ν. Ερυθραίας 
Αναξαγόρα 10. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί δικαιούχοι εργο¬ 
λήπτες Ελληνικών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών που 
είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ και είναι κάτοχοι πτυχίων: 
Για έργα αποκλειστικά Υδραυλικά Α1, Α2 και 1ης τάξης 
ανεξαρτήτως νομού έδρας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσόν των πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ (504,00) € και 
θα απευθύνεται στο Δήμο Νέας Ερυθραίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έντυπα 
για την σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους 
και τα τεύχη δημοπράτησης, αντί του ποσού των 10 
(δέκα) ευρώ, προσερχόμενοι από τις 8.00 π.μ έως 1.00 
μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας που βρίσκο¬ 
νται Αναξαγόρα 10 μέχρι και 22.5.2008. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο 
του έργου. 

Πληροφρορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210- 
8077602. 


Ν. Ερυθραία, 6 Μα'ΐου 2008 

Η Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 

-♦- 

(15) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Αριθμ. 5175 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Λ. 
Κνωσού 71409 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλ +30 2810 
393134, Ραχ. +30 2810 393408. 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3. ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Θα υπογράφει σύμβαση 
προμήθειας (προμήθεια και εγκατάσταση). 

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Εγκαταστάσεις του Πανεπιστη¬ 
μίου Κρήτης Α. Κνωσού και στις Βούτες Ηρακλείου. 

5. ΦΥΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: η προμήθεια 
και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και σχε¬ 
τικού περιφερειακού υλικού για την κάλυψη των ανα¬ 


γκών όλων των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Π.Κ στο 
Ηράκλειο. 

Συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη 52.000,00 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

6. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Οι συμμετέχοντες 
μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσό¬ 
τερες ομάδες. Δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για μέρος των βιδών μιας ομάδας. 

7. ΤΑΧΘΕΙΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει 
εντός 60 εργασίμων ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

8. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπεται η 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Πανεπιστήμιο Κρήτης ίΙηίνθΓ5ίίν οί ΟθΙθ 

Υποδ/νση Οικονομικής 

Διαχείρισης ΡίπαποίαΙ δθπ/ίοθδ ΟβραιίΓηβηΙ (Μ212) 

Τμήμα Προμηθειών (Μ212) Κηοεοε Ανθ ΘΒ- 714 09 
ΗβΓθΚΙΙκηη ΟγθΙθ 


Λ. Κνωσού 71409 

Ηράκλειο Κρήτης Ογθθοθ 

Τηλ/ΤβΙ.: +30 2810 393134, 

Ρθχ: +30 2810 393408 

10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ: 


Τρίτη 3 Ιουνίου 2008. 

11/ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓ¬ 


ΓΡΑΦΩΝ: Την Αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού θα 
μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμη¬ 
θειών του Π.Κ- στο Ηράκλειο (δ/νση και πληροφορίες 
όπως παραπάνω), έναντι Του ποσού των 15,00 €, αφού 
προσκομίσουν την απόδειξη κατάθεσης του συγκεκρι¬ 
μένου ποσού στον υπ’ αρ. 37403002025-81 λογαριασμό 
του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος. Εναλλακτικά, θα μπορούν να παραλαμβάνουν 
τη Διακήρυξη σε ηλεκτρονική μορφή, με θ-πίβιΙ χωρίς 
χρέωση (πληρ. στην ιστοσελίδα νννννν.υοσ.ρΐ). 

12. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ¬ 


τέρα 9 Ιουνίου 2008 και ώρα 14:00. 

13. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΕΣ: Όπως αναγράφεται στο εδάφιο 9. 

14. ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΟΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟ¬ 


ΣΦΟΡΕΣ: Ελληνική. 

15. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι συμμετέχοντες ή 
νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτών. 

16. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 10 Ιουνίου 2008 και ώρα 11:00 
π.μ. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γ ραφεία της Υποδ/νσης 
Οικονομικής Διαχ/σης στο Ηράκλειο (δ/νση: παράγρα¬ 
φος 9) 

17. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΣΦΑ¬ 


ΛΙΣΕΙΣ: Όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της 
Αναλυτικής Διακήρυξης, 

18. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 


Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό (ΚΑΕ 7123) του Τακτι¬ 
κού προϋπολογισμού του Ιδρύματος και η πληρωμή θα 
γίνει με τακτικό χρηματικό ένταλμα βάσει του τιμολο¬ 
γίου του αναδόχου. Τον ανάδοχο βαρύνουν κράτηση 
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3,1% περίπου υπέρ ΜΤΠΥ και παρακράτηση φόρου 4% 
επί του ποσού της αμοιβής χωρίς το Φ.Π.Α. 

19. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: α) Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, β) Συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο, γ) 
Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

20. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: 
Όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της Αναλυ¬ 
τικής Διακήρυξης. 

21. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟ- 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΜΙΝΙΜΙΙΜ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: Όπως ανα- 
φέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη. 

22. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Όπως αναφέρονται στους πίνακες της 
Αναλυτικής Διακήρυξης 

23. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ Ο ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Εκατόν είκοσι 
(120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του δια¬ 
γωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν οι 
υποψήφιοι να παρατείνουν την προσφορά τους. 

24. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η 
ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

25. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ¬ 
ΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Παρασκευή 9 Μάίου 2008. 

26. Η σύμβαση δεν καλύπτεται από την συμφωνία 
της Π.Ο.Ε. 

Ηράκλειο, 6 Μάίου 2008 
Ο Πρύτανης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ 

- ♦ - 

( 16 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 

Αριθμ. 2601 

1. Ο Δήμαρχος Πέτρας Νομού Λέσβου, προκηρύσσει 
την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δή¬ 
μου Πέτρας», με προεκτιμώμενη αμοιβή 89.700,74 Ευρώ 
(χωρίς Φ.Π.Α. 19%). 

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
μελετών: 

α) κατηγορία 1, με προεκτιμώμενη αμοιβή 60.544,46 €, 

β) κατηγορία 2, με προεκτιμώμενη αμοιβή 20.181,49 €, 

γ) κατηγορία 16, με προεκτιμώμενη αμοιβή 2.659,20 €, 

δ) κατηγορία 20, με προεκτιμώμενη αμοιβή 3.324,00 
€ και 

ε) κατηγορία 27, με προεκτιμώμενη αμοιβή 2.991,60 € 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ., στοιχεία φακέλου έργου) από την 
έδρα της υπηρεσίας (Πέτρα Λέσβου, Τ.Κ. 81109), μέχρι 
τις 29-5-2008. 

Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπό¬ 
δειγμα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τύπου Α -για μελέτες που 
ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του ν. 3316/05, έκδοσης 
11/2007. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22530-41235, 42131, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 22530-42131, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Β. Καλλιπολίτης. 


4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφο¬ 
ρών έχουν οριστεί η 6η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 13:30. 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία - σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετη- 
τών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες 
και τάξεις της μελέτης, ήτοι: 

• τάξης Β ή Γ στην κατηγορία 1, 

• τάξης Α ή Β, στην κατηγορία 2, 

• τάξης Α, στην κατηγορία 16, 

• τάξης Α, στην κατηγορία 20 και 

• τάξης Α, στην κατηγορία 27, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια 
προσόντα ήτοι: 

• προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., 
ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, 
σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 
είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών 
αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή 

• προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
παυ δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγρά¬ 
φων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις 
δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά 
Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 
ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και δια¬ 
θέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει 
από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών/ 
Γραφείων - Μελετών, δηλαδή- στελεχικό δυναμικό με 
εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το 
άρθρο 39 ταυ ν. 3316/2005, ως εξής: 

ο Για την κατηγορία μελέτης 1,1 τουλάχιστον στέλε¬ 
χος δετούς εμπειρίας, 

ο για την κατηγορία μελέτης 2,1 τουλάχιστον στέλε¬ 
χος 4ετούς εμπειρίας, 

ο για την κατηγορία μελέτης 16,1 τουλάχιστον στέ¬ 
λεχος 4ετούς εμπειρίας, 

ο για την κατηγορία μελέτης 20,1 τουλάχιστον στέ¬ 
λεχος 4ετούς εμπειρίας και 

ο για την κατηγορία μελέτης 27,1 τουλάχιστον στέ¬ 
λεχος 4ετούς εμπειρίας. 

6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέ¬ 
της είναι δέκα (10) μήνες και ο καθαρός χρόνος ολο¬ 
κλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 
οκτώ (8) μήνες. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.794,01 Ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι τρεις (3) μήνες. 

8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Βορείου 
Αιγαίου 2000 - 2006. 

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο 
της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προ¬ 
σφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 
3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο¬ 
ψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των 
Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζο- 
μένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 
18,19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στο άρθρο 23 της προκήρυξης. 
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10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι το Δήμο Πέτρας. 

Πέτρα, 6 Μα'ΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 

Αριθμ. 3256 

Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων προκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό, με προσφορά ποσοστού έκπτωσης 
επί τοις εκατό (%), με κριτήριο κατακύρωσης του δια¬ 
γωνισμού την χαμηλότερη προσφορά για την εκτέλεση 
του έργου «Ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων 
σε ιδιωτική εταιρεία». 

Η απαιτούμενη πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 
80.000,00€ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Καμέ¬ 
νων Βούρλων την 26η Μάίου του έτους 2008, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11:00 (έναρξη) έως 12:00 (λήξη παραλα¬ 
βής των προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Καμένων 
Βούρλων, Αγίου Παντελεήμονος 8 - Καμένα Βούρλα. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Επιτροπή διενέρ¬ 
γειας διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από την διακήρυ¬ 
ξη στον παραπάνω τόπο και χρόνο, συνταγμένες στην 
Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για κάθε δι- 
αγωνιζόμενο ορίζεται στο ποσοστό 2,5% επί του συ¬ 
νολικού προϋπολογισμού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) δηλ. 
1.680,67 €, και απευθύνεται προς το Δήμο Καμένων 
Βούρλων. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρείες εγγεγραμ¬ 
μένες στα Μητρώα Επαγγελματικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου ή αντίστοιχων επαγγελματικών ενώσε¬ 
ων συναφών με το αντικείμενο του διαγωνισμού και οι 
νόμιμοι αντιπρόσωποί τους. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη δια¬ 
γωνισμού παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Καμ. Βούρλων (τηλ. 2235-0-23300, 23400). Το 
κόστος παραλαβής αυτών ανέρχεται στα 20,00 €. 

Ημερομηνία υποστολής της περίληψης στον Τύπο 
7.5.2008. 

Καμ. Βούρλα, 7 Μα'ΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

-♦- 

08) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

Αριθμ. 17718 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου προκηρύσσει πρόχειρο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια 
ΓραφικήςΎλης και ειδών γραφείου για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2008. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου (Ελ. 
Βενιζέλου 200 & Μικρός Ασίας) στις 14.5.2008, ημέρα 


Τετάρτη και ώρα 11.30 μ.μ. έως 12.00 μ.μ. ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 11.713,40 € 
ευρώ πλέον του Φ.Π.Α. 19% . Η δαπάνη της προμήθειας 
θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6612, 30.6612 με τίτλο «Προμή¬ 
θεια ΓραφικήςΎλης και λοιπά είδη γραφείου» και Κ.Α. 
15-6612 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων ειδών και υλικών 
γραφείου αλλοδαπών σε εφαρμογή του ν. 2910/2001» 
του σκέλους των εξόδων του τρέχοντος οικονομικού 
έτους 2008 του Δήμου Κερατσινίου 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοίΈλληνες και αλλο¬ 
δαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλ¬ 
λοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών. 

Τα έξοδα για την δημοσίευση θα βαρύνουν τον 
Δήμο. 

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμη¬ 
θειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλέφωνο 213-2074-699. 

Κερατσίνη, 6 Μα'ΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΟΥΣΑΣ 

Αριθμ. 5070 

1. Αναθέτουσα αρχή: Κοινότητα Ανθούσας, πλατεία 
25ης Μαρτίου -Τ.Κ. 153 49. 

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτός 
Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, Προϋπολο¬ 
γισμού 46.783,34 € πλέον Φ.Π.Α. 19% 8.888,84 € - Σύνολο 
55.672,18 €. 

3. Αντικείμενο της σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥ¬ 
ΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

4. Διεύθυνση για τη λήψη έγγραφων: πλατεία 25ης 
Μαρτίου - Τ.Κ. 153 49. 

5. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Παρασκευή 
29 Μα'ΐου 2008 ώρα: 12:00 π.μ. 8. 

6. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
5% επί του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 2.339,17 
€ (άρθρο 3 κατάρτισης όρων). 

7. Κριτήριο ανάθεσης: Οικονομικότερη προσφορά. 

Πληροφορίες και Διακήρυξη δίνονται στα γραφεία 

Κοινότητας. 

Ανθούσα, 6 Μα'ΐου 2008 

Ο Πρόεδρος 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΟΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Αριθμ. 6995 

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθε¬ 
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ 
ΦΕΚ 185/τ.Β'/23.3.1993) σε επαναληπτικό πρόχειρο δι¬ 
αγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Γ ΑΛΑΤΟΣ» προϋπολο- 
γισθείσας συνολικής δαπάνης 35.400,00 Ευρώ (32.477,06 
+ 2.922,94 = 35.400,00 με Φ.Π.Α.). 
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Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αγί¬ 
ου Νικολάου, οδός Γουρνιών και Γιαμπουδάκη γωνία, την 
16 Μάίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00-11.ΟΟ’. 

Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών 
γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία 
μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και 
ενώσεις προμηθευτών. 

Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 
πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.770,00 ευρώ και κα¬ 
τατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανεί¬ 
ων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τη¬ 
λέφωνο 28410-89934. 

Αγιος Νικόλαος, 7 Μάίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ I. ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ 
-♦- 

( 21 ) 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Αριθμ. 4274699 

Ο ΕΔΙΣΥ Α.Ε διενεργεί τους παρακάτω ανοικτούς δι¬ 
αγωνισμούς: 

1) Αριθμ. Διακ: 8025: Προμήθεια ανταλλακτικών απο- 
σβεστήρων κραδασμών ΟΙΚΟΥ ΒΟΟΕ & ανταλλακτικών 
αποσβεστήρων ΟΙΚΟΥ ΚΟΝΙ διαφόρων μονάδων, προ- 
ϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.611 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 
48.327 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία 
λήξης υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών 
μέχρι την 12η Ιουνίου 2008 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 
11.15 π.μ ακριβώς στον 9° όροφο στο κτίριο του ΟΣΕ 
Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

2) Αριθμ. Διακ: 8006/1: Προμήθεια αμμοβολής ανοικτού 
και κλειστού κυκλώματος προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
32.000 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 38.080 Ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 19%, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 12.6.2008 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 
και ώρα 11.15 π.μ. ακριβώς στον 9° όροφο στο κτίριο του 
ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ, 
καθημερινώς από 11.00 -13.00 σε: 

1) ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1-3, γραφείο 229, τηλ. 210- 5297229- 
230. 

2) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7.τηλ. 2310-599117, 
599122. 

Αθήνα, 6 Μάίου 2008 
Ο Διευθυντής 
ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Αριθμ. 8638 

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύττει ότι διορθώνεται η 
υπ’ αριθμ. 7755/18.4.2008 περίληψη διακήρυξης δημοπρα¬ 


σίας (ΦΕΚ 202/24.4.2008 Τεύχος Δ.Δ.Σ.) του δημοσίου 
ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για 
την εργασία «Εκτύπωση εφημερίδας «θέρμης Δρώμενα», 
ενδεικτικού πρ/μού 42.886,80 Ευρώ (συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου και του Φ.Π.Α. 4,5%) ως προς το ποσό της εγγύησης 
συμμετοχής αντί του λανθασμένου 805,00€ στο ορθό 
ποσό των 821,00€ (2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.) 
καθώς και ως προς την ημερομηνία τέλεσης του δια¬ 
γωνισμού από την 13η Μάίου 2008 στην ορθή 20η του 
μηνός Μάίου του έτους 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. -11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμης. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα 
με τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 και του ν. 3463/2006 
(Κ.Δ.Κ.). 

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Θέρμης Νικολα- 
'ίδου Ευθυμία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Θέρμη, 7 Μάίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Αριθμ. 1284 

Ο Δήμαρχος Αγγελόκαστρου προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» με το σύστημα των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, (όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα), προϋπολογισμού Υπηρεσίας (χωρίς 
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 50.175,35 € και συνολικού προϋ¬ 
πολογισμού (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 60.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3.6.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10,00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δη¬ 
μαρχείο στο Αγγελόκαστρο, έδρα του Δήμου Αγγε- 
λοκάστρου του Ν. Αιτωλ/νίας ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία (και ώρα 10.00 π.μ.), που 
θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ., με 
υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2008, 33.098,00 €. Στη 
Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς 
εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α) Εγγεγραμμένες στο μητρώο εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Λ.Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ 

β) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής ένω¬ 
σης ή του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου 
(Π.Ο.Ε) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
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έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ) Επίσης γίνονται δεκτές και επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά μητρώα για αντίστοιχα έργα που 
ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 225/1993 
(ΦΕΚ Α' 91). 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και των ν. 3263/2004, 3481/2006 και 3463/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.004,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 του άρθρ, 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου (4) τέσ¬ 
σερεις μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Αγγελοκάστρου στο Δημαρχείο, στο Αγγε- 
λόκαστρο του Ν. Αιτωλ/νίας, Τ.Κ. 30400 ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. 
Η. Αιτωλνίας, Κύπρου δ. Λεβίδου, Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200 
(τηλ. 26310/55424, ΡΑΧ 26310 55425 τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Αιτωλοακαρνανίας (Αρμόδιος Παληογιώργος Κων/νος 
τηλ. 26310-55433, Ραχ: 26310 - 55425), μέχρι και δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 
της Δημοπρασίας (μη συμπεριλαμβανόμενης της ημέρας 
του διαγωνισμού). 

Αγγελόκαστρο, 7 Μαϊου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ X. ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(ΔΑΟΗ) 

Αριθμ. 423 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού 
Ηρακλείου (Δ.Α.Ο.Η.), διακηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με συμπλή¬ 
ρωση τιμολογίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 
28/1980, για, ΕΡΓΟ: Διαμονή και Πλήρη Διαίτροφή 80 
(ογδόντα) Αθλητών και Συνοδών που θα συμμετάσχουν 
στους Αγώνες «4-εθνες Τουρνουά Εθνικών Ομάδων Υδα¬ 
τοσφαίρισης Γυναικών», που θα γίνει στο Ηράκλειο, από 
19 έως και 22 Ιουνίου 2008 και συνδιοργανώνει ΔΑΟΗ 
με την Κ.Ο.Ε. και σε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων (Α' Κα¬ 
τηγορίας) ή 3 αστέρων (Β' κατηγορείς). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΔΑΟΗ 
την Δευτέρα 26 Μάΐου 2008. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12:00 μ.μ. 

Ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 13:00μ.μ. 
και θα ακολουθήσει το άνοιγμα των προσφορών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου είναι 7920,00 


€ συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον 
κωδικό ΚΑ: 00-6433 με τίτλο: 

«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΔΑΟΗ έτους 
2008. 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται στα 158,40 
€ ήτοι το 2% του προϋπολογιζόμενου ποσού του έργου 
και κατατίθεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
τράπεζας ή γραμμάτιο του ταμείου παρακαταθηκών 
και δανείων. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από τον 
ΔΑΟΗ κατά τις εργάσιμες ή μέρες και ώρες, από τον 
αρμόδιο υπάλληλο Βροντάκη Βαρδή. Τηλ: 2810 215085- 
080-095 ΦΑΞ: 2810 215090. 

Ηράκλειο, 29 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΙΤΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(ΔΑΟΗ) 

Αριθμ. 424 

Ο Πρόεδρος ταυ Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού 
Ηρακλείου (ΔΑΟΗ), διακυρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλή¬ 
ρωση τιμολογίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 
28/1980, για ΕΡΓΟ: Διαμονή και Ημιδιατροφή 100 (Εκατό) 
Αθλητών - Συνοδών -Διαιτητών που θα συμμετάσχουν 
στους Αγώνες «ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑ¬ 
ΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Πρω- 
ταθλήτριας ΕΛΛΑΔΟΣ », που θα γίνει στο Ηράκλειο, από 
25 έως και 29 Ιουνίου 2008 και συνδιοργανώνει η ΕΚΑΣΚ- 
ΕΟΚ με τον Δ.Α.Ο.Η. και σε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 αστέρων (Β' 
Κατηγορίας) ή 2 αστέρων (Γ' κατηγορίας.) 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΔΑΟΗ 
την Δευτέρα 26 Μόίου 2008. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12:00 μ.μ. 

Ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 13:00μ.μ. 
και θα ακολουθήσει το άνοιγμα των προσφορών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα 
βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 00-6433 με τίτλο: 

«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φι¬ 
λοξενίας φυσικών προσώτκσν και αντιπροσωπειών»,του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΔΑΟΗ έτους 2008. 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται στα 
2.00,00 € ήτοι το 2% του προϋπολογιζόμενου ποσού 
του έργου και κατατίθεται με εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του ταμείου παρα¬ 
καταθηκών και δανείων. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από τον 
ΔΑΟΗ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον 
αρμόδιο υπάλληλο Βροντάκη Βαρδή. 

Τηλ. 2810 215085-080-095 ΦΑΞ: 2810 215090. 

Ηράκλειο, 29 Απριλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΙΤΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 

Αριθμ. 2768 

1. Ο Δήμαρχος Αιγείρου Ν. Ροδόπης προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΕΙΡΟΥ» με προϋπολογι¬ 
σμό 350.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση). 

Το έργο συντίθεται απο τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 285,489,73 
Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση). 

2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) και να προμηθευτούν θεωρημένο το 
έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες) 
από την έδρα της υπηρεσίας Τ.Υ.Δ.Κ. του Ν. Ροδόπης 
Παν. Τσαλδάρη 56-58 ΤΚ69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Πληροφορί¬ 
ες τηλ.: 25310-22960 μέχρι και δυο(2) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την δημοπρασία . 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από το υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

3) Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-5-2008 ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π. μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών), στο Δημαρχείο Αιγείρου (Αίγειρος Ν. 
Ροδόπης). Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη αρχή και η οποία θα γνω¬ 
στοποιηθεί με ΡΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμος 
ημέρες πριν την νέα ημερομηνία και την ίδια ώρα Η ίδια 
διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985,» με επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και ομαλότητας». 

4) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ ταυ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 -3η τάξη για εντός νομού και 
Α2-2η για εκτός νομού, για έργα κατηγορίας Υδραυλι¬ 
κών Έργων. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 


ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξ ίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 
2 του π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δη¬ 
μοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα¬ 
λύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

5. Για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία απαιτείται εγ¬ 
γυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 5.709,79 Ευρώ, και 
ισχύ τουλάχιστον 210 (διακόσες δέκα) ημερών από την 
ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας (και των επανα¬ 
ληπτικών αυτής). Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Αιγείρου Ν. Ροδόπης. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι(6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακά 
Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2000-2006 
με συγχρηματοδότηση κατά 79,03% από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και κατά 20,97% από Εθνι¬ 
κούς Πόρους (Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αιγείρου 

Αίγειρος, 7 Μαϊου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΤΣΟΣ 

-♦- 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Αριθμ. 2800 

Ο Δήμαρχος Κάτω Ολύμπου διακηρύσσει τη με ανοι¬ 
κτή δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και τα ν. 
3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή 
του έργου «Β' τμήμα δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 
υδάτων Πυργετού - Κρανιάς» προϋπολογισμού δημο- 
πράτησης 1.023.400,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 842.144,95 € για 
αναθεώρηση 17.855,05 € για Φ.Π.Α 163 400,00 €). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Τρίτη 27.5.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10.00 π.μ από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νεα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ- 
σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΓΑΧ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και τη ίδια ώρα (10.00 π.μ.) Η διαδικασία μπορεί να 
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επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π του 
ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 2η τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτατων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & Α1 τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικοί» Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ, του Π.Ο.Ε όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. οπού δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ 7 του π δ 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπο τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10 % του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Ειδικά για τα έργα κατηγορίας Υδραυλικών της παρ. 
21.1.α στο διαγωνισμό δικαίωμα, συμμετοχής έχουν. Κοι¬ 
νοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων 
στην 1η τάξη του ΜΕΕΙ1 για έργα κατηγορίας Υδραυ¬ 
λικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 
του ν 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2 % επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 16.842,89 Ευρώ, που θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχο¬ 
νται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 
609/1985. Εφόσον ο προσφορών / διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις 
θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. 
Οι εγγυητικές επιστολές, θα κΐναι χωρίς χρονικό περι¬ 
ορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 
(Άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου -Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος Κάτω Ολύμπου με έδρα τον Πυργετό 


- Δημαρχείο ταχ. κωδ. 40007 τηλ 24953 50300/333/314 
ΐαχ 24950 41798 θ-πιαίΙ 9 ουηηα 5 @άΙ<ο 0 Γ όπου οι διαγω- 
νιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν 
κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η πα¬ 
ροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κον¬ 
δύλια της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, ήτοι ποσού 42 
107,24 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12 %, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 80% από 
πόρους του ΕΓΤΠΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 
20% από Εθνικούς πόρους, μέσω του Γ' Κ.Π.Σ / ΠΕΠ Θεσ¬ 
σαλίας και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 
137/24-8-1993). 

Η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολου¬ 
θεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 
8 παρ 3 ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάστα¬ 
ση της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), 
εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους αναφερθεί 
ρητά και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζε¬ 
ται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία 
του έργου δεν είναι η ΤΥΔΚ (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 
171/1987). Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία 
είναι η Τ Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 
την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η 
πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δε¬ 
καπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε 
οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της 
δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ 2 του άρθρου 7 
του π.δ. 171/1987) 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 22.5.2008 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από 
τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή 20,00 € από 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και 
των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κλπ.) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
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αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώ¬ 
νει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να αποκλείε¬ 
ται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού 
από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους η παρά¬ 
λειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Πυργέτος, 7 Μαϊου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΛΑΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

Αριθμ. 2870 

Ο Δήμαρχος Νικηφόρου, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ με προϋπολογισμό 440.000,00 
Ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγο¬ 
ρίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
220.107,91 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτο), 

β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπο¬ 
λογισμό, 142.396,10 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας 
Δηααρχείο Νικηφόρου, μέχρι τις 22.5.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχα συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β' Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25210-90205 και 25213- 
52317, ΡΑΧ Επικοινωνίας 25210-90189, αρμόδιος υπάλλη¬ 
λος για επικοινωνία Κορσκασίδου Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.5.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προ¬ 
σφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών όνοι 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 του 
π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2, 
1η, 2η στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξεις Α2,1η, 
2η (εντός Νομού) στην κατηγορία Η/Μ ή αναβάθμιση 
2 Α1 Η/Μ. 


β. Προερχόμενες οπό κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομκού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στο οποίο 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένοι ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 509/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ, 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό οχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποίο συτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναχώρηση και Φ.Π.Α), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κοτηγορίας. 

Κοινοπροξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΗΛΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 12 του άρθρου 16 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένο είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την συμμετοχή εργοληπτών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή δημοσίων έργων. 

δ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.251,00 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΠΕΠ ΑΜΘ 2000-2006 με συνχρημοτοδότη- 
ση κατά 77,58 % από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και κατά 22,42 % από 
Εθνικούς Πόρους. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Νικηφόρου. 

Νικηφόρος, 7 Μαϊου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΚΑΡΙΩΤΗΣ 
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